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ATTI NORMATIVI 


DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190. 


Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la rea- 
lizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi 
strategici e di interesse nazionale. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 


Visto l’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicem- 
bre 2001, n. 443; 


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002; 


Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, a norma dell’articolo 1, comma 2, della citata 
legge n. 443 del 2001; 


Acquisito il parere delle competenti commissioni del 
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 
a norma dell’articolo 1, comma 2, della citata legge 
n. 443 del 2001; 


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 
adottata nella riunione del 2 agosto 2002; 


Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e 
delle finanze, delle attività produttive, dell'ambiente € 
della tutela del territorio, per i beni e le attività cultu- 
rali, dell'interno, della giustizia e per gli affari regio- 
nali; 


EMANA 


il seguente decreto legislativo: 


Capo I 


INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 


Art... 
Oggetto < Definizioni 


1. Il presente decreto, legislativo regola la progetta- 
zione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione 
delle infrastrutture strategiche di preminente interesse 
nazionale, nonché \Papprovazione secondo quanto pre- 
visto dall’articolo )13 dei progetti degli insediamenti 
produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche 
private di preminente interesse nazionale, individuati a 
mezzo del programma di cui al comma 1 dell’articolo 1 
della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del 
programma predetto sono, altresì, individuate, con 
intese generali quadro tra il Governo e ogni singola 
regione o provincia autonoma, le opere per le quali 


l’interesse regionale è concorrente con ilpreminente 
interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province 
autonome partecipano, con le modalità ‘indicate nelle 
stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento 
dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative 
vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo ema- 
nate. Rimangono salve le competenze delle province 
autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto 
speciale e relative norme di attuazione. 


2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed 
insediamenti di cui altomma 1 avviene d’intesa tra lo 
Stato e le regioni nell’ambito del CIPE allargato ai pre- 
sidenti delle regioni.ev province autonome interessate, 
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, 
n. 443, e dei successivi articoli del presente decreto legi- 
slativo. 


3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture 
di cui al'comma 1 sono regolate dalle disposizioni del 
presente. decreto legislativo. 


4, Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici 
nazionali ed i loro concessionari applicano, per le pro- 
prie attività contrattuali ed organizzative, relative alla 
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le 
norme del presente decreto legislativo. 


5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropo- 
litane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro 
concessionari applicano, per le proprie attività contrat- 
tuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 
2 e 3, relative alla realizzazione delle infrastrutture di 
cui al comma 1, le norme del presente decreto legisla- 
tivo fino alla entrata in vigore di una diversa norma 
regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della 
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le materie 
oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte salve le 
competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle 
province e delle regioni in materia di progettazione, 
approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed 
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al 
comma 1. 


6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 
2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai rego- 
lamenti di cui all’articolo 15, alle opere di cui al 
comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e 
relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5, 
le leggi regionali regolanti la materia. 


7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo: 


a) legge delega è la legge 21 dicembre 2001, 
n. 443; 
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b) programma è il programma delle infrastrutture 
e degli insediamenti produttivi strategici di preminente 
interesse nazionale, di cui all’articolo 1 della legge 
delega; 


c) Ministero è il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 


d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le 
infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel 
programma; 


e) opere per le quali l’interesse regionale concorre 
con il preminente interesse nazionale sono le infrastrut- 
ture, individuate nel programma di cui al comma 1, 
non aventi carattere interregionale o internazionale, 
per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di 
cui al comma I], una particolare partecipazione delle 
regioni o province autonome alle procedure attuative. 
Hanno carattere interregionale o internazionale le 
opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, 
ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregio- 
nale o internazionale; 


f) fondi, indica le risorse finanziarie — integrative 
dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati 
allo scopo stimati disponibili — che la legge finanziaria 
annualmente destina alle attività di progettazione, 
istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite 
nel programma; 


g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni 
aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 1, lettera 5) della 
direttiva 93/37/CEE, nonché i soggetti aggiudicatori 
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle»infra- 
strutture. Sono altresì soggetti aggiudicatori, aisoli fini 
di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o 
privati assegnatari dei fondi; 


h) CIPE è il Comitato interministeriale per la pro- 
grammazione economica, integrato Con i presidenti 
delle regioni e province autonome di\volta in volta inte- 
ressate dalle singole infrastrutture“e insediamenti pro- 
duttivi; 


i) legge quadro è la legge I febbraio 1994, n. 109, 
e successive modificazioni; 


I) regolamento è il \decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembfe.1999, n. 554; 


m) concessione è\il contratto di cui all’articolo 19 
comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e 
realizzazione dixuna infrastruttura a fronte unicamente 
del diritto a gestire l’opera ovvero a fronte di tale 
diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari 
non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente 
decreto legislativo; gli appalti del concessionario sono 
regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive 
norme del presente decreto; 
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n) affidamento a contraente generale è il con- 
tratto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), della 
legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affi- 
data la progettazione e realizzazione con qualsiasi 
mezzo di una infrastruttura rispondente, alle esigenze 
specificate dal soggetto aggiudicatore.\ I contraenti 
generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del 
presente decreto legislativo. 


Art. 2. 


Attività del Ministero dellecinfrastrutture e dei trasporti 


1. Il Ministero promuove le attività tecniche ed 
amministrative occorrenti ai fini della sollecita proget- 
tazione e approvazione delle infrastrutture e degli inse- 
diamenti produttivi ‘\ed effettua, con la collaborazione 
delle regioni o province autonome interessate con oneri 
a proprio carico, le attività di supporto necessarie per 
la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle 
infrastrutture, Previa intesa da sottoscriversi tra il 
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze, le regioni possono provvedere alle atti- 
vità di progettazione delle infrastrutture statali even- 
tualmente anche mediante l’anticipazione dei finanzia- 
ment? previsti dalla legge delega. Nello svolgimento di 
tali, funzioni il Ministero impronta la propria attività 
al’principio di leale collaborazione con le regioni e le 
province autonome e con gli enti locali interessati e 
acquisisce, nei casi indicati dal presente decreto legisla- 
tivo, la previa intesa delle regioni o province autonome 
interessate. 


2. Ai fini di cui al comma |], il Ministero: 


a) promuove e riceve le proposte degli altri Mini- 
steri e delle regioni o province autonome, formulando 
la proposta di programma da approvare con le moda- 
lità previste dalla legge delega; promuove e propone 
intese quadro tra Governo e singole regioni o province 
autonome, al fine del congiunto coordinamento e rea- 
lizzazione delle infrastrutture; 


b) promuove la redazione dei progetti delle infra- 
strutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche 
attraverso eventuali opportune intese o accordi proce- 
dimentali tra i soggetti comunque interessati; 


c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei 
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti 
competenti a norma del presente decreto legislativo e, 
sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l’istrutto- 
ria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo 
stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del 
progetto. Per le opere di competenza dello Stato il 
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di 
altri organi o commissioni consultive, ove richiesto 
dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto prelimi- 
nare; 
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d) provvede, eventualmente in collaborazione con 
le regioni, le province autonome e gli altri enti interes- 
sati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto 
al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento 
da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva 
realizzazione delle infrastrutture; 


e) ove necessario, collabora alle attività dei sog- 
getti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività 
istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo 
delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari 
straordinari di cui al comma 5; 


P) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei 
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle 
attività progettuali; propone, d’intesa con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, al CIPE l’assegnazione 
ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle 
risorse finanziarie integrative necessarie alla realizza- 
zione delle infrastrutture, previa approvazione del pro- 
getto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. 
Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strate- 
gici di competenza del Ministero delle attività produt- 
tive, le attività di cui al presente comma sono svolte 
d’intesa con il Ministero delle attività produttive. 


3. Per le attività di cui al presente decreto il Mini- 
stero, ove non vi siano specifiche professionalità 
interne, può: 


a) avvalersi di una struttura tecnica di missione 
composta da dirigenti delle pubbliche amministrazioni, 
da tecnici individuati dalle regioni o province auto: 
nome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di 
specifici incarichi professionali o rapporti di collabora- 
zione coordinata e continuativa, da progettisti ed 
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di 
procedure amministrative. La struttura tecnica di mis- 
sione è istituita con decreto del Ministro\delle infra- 
strutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica 
di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono 
posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, di cui al comma 6; 


b) assumere, per esigenze» della struttura mede- 
sima, personale di alta spécializzazione e professiona- 
lità, previa selezione, con, contratti a tempo determi- 
nato di durata non superiore al quinquennio rinnova- 
bile per una sola voltà; 


c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate 
nella progettazione è gestione di lavori pubblici e pri- 
vati. 


4. Per le.attività di cui al presente decreto il Mini- 
stero, inoltre,) può: 


a) avvalersi della eventuale ulteriore collabora- 
zione che le regioni o province autonome interessate 
vorranno offrire, con oneri a proprio carico; 
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b) avvalersi, d’intesa con il Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi 
dell’articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, della Cassa depositi e prestitivo di società 
da essa controllata per le attività di supporto tecnico- 
finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiu- 
dicatori; 


c) richiedere al Ministero dell’economia e delle 
finanze la collaborazione della Unità tecnica finanza 
di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in 
deroga all’articolo 7, della \legge 17 maggio 1999, 
n. 144, e all’articolo 57 della/legge 23 dicembre 2000, 
n. 388. 


5. Al fine di agevolare la realizzazione delle infra- 
strutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle 
infrastrutture e déi trasporti, sentiti i Ministri compe- 
tenti, nonché i presidenti delle regioni o province auto- 
nome interessate; propone al Presidente del Consiglio 
dei Ministri |a nomina di commissari straordinari, i 
quali seguono l'andamento delle opere e provvedono 
alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuo- 
vendo de occorrenti intese tra i soggetti pubblici e pri- 
vati interessati. Per le opere non aventi carattere inter- 
regionale o internazionale, la proposta di nomina del 
commissario straordinario è formulata d’intesa con il 
presidente della regione o provincia autonoma, o sin- 
daco della città metropolitana interessata. 


6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 
4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nel- 
l’ambito della quota delle risorse che annualmente sono 
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mini- 
stro dell'economia e delle finanze. 


7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo- 
sta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sen- 
titi i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture 
di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i 
presidenti delle regioni o province autonome interes- 
sate, abilita eventualmente i commissari straordinari 
ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all’arti- 
colo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, 
n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provve- 
dimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla 
sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e rea- 
lizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti 
produttivi. 


8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente 
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscon- 
trate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le 
direttive dai medesimi impartite e con il supporto del 
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di 
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite 
degli stessi, ogni occorrente studio e parere. 
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9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
di nomina del commissario straordinario individua il 
compenso ed i costi pertinenti alle attività da svolgere 
dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli 
stessi, a carico dei fondi, nell’ambito delle risorse di 
cui al comma 6. 


10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio 
dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicu- 
rare ai commissari straordinari che ne facciano richie- 
sta, l’assistenza ed il supporto coordinato da parte delle 
amministrazioni statali e regionali interessate. 


Art. 3. 


Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione 


1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, 
entro il termine di sei mesi dalla approvazione del pro- 
gramma, il progetto preliminare delle infrastrutture di 
competenza; per le opere già previste nel primo pro- 
gramma, il termine decorre dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo. Ove sia necessa- 
rio l'espletamento di procedure di gara, il termine è ele- 
vato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per 
la redazione del progetto preliminare ed eventualmente 
non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mini- 
stro dell'economia e delle finanze, su richiesta del sog- 
getto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi desti- 
nata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse 
disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate 
dalle regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1. 


2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, 
per la redazione del progetto preliminare da ‘proposta 
di un promotore, ne dà immediata comunicazione al 
Ministero, ai fini della pubblicazione dell’avviso di cui 
all’articolo 8, comma 1. 


3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a 
quanto già previsto ai sensi dell’articolo 16 della legge 
quadro, dovrà evidenziare, con apposito adeguato ela- 
borato cartografico, le aree impegnate, le relative even- 
tuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salva- 
guardia, dovrà inoltre indicare ed evidenziare anche le 
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed 
i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi 
compreso il limite dî spesa per le eventuali opere e 
misure compensative dell’impatto territoriale e sociale 
e dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, 
necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposi- 
zioni nazionali\0 regionali vigenti, l’opera sia soggetta 
a valutazione di impatto ambientale, il progetto preli- 
minare è corredato anche da studio di impatto ambien- 
tale e, una volta emessi i regolamenti di cui all’articolo 
15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente 
previsti e reso pubblico secondo le procedure previste 
dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini 
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della approvazione del progetto preliminare non è 
richiesta la comunicazione agli interessati alle attività 
espropriative, di cui all’articolo 11 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 


4. I soggetti aggiudicatori rimettono ilk-progetto pre- 
liminare al Ministero e, ove competenti) al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero 
delle attività produttive ed al Ministéro per i beni e le 
attività culturali, nonché alle regioni o province auto- 
nome competenti per territorio Il medesimo progetto 
è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai 
fini di cui al successivo articolo 5. Le amministrazioni 
interessate rimettono le proprie valutazioni al Mini- 
stero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto 
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni com- 
petenti in materia ambientale sono rese nel rispetto 
delle previsioni del‘Capo II del presente decreto legisla- 
tivo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acqui- 
sito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva 
competente, formula la propria proposta al CIPE, che 
si pronunlia hei successivi trenta giorni. Ove non sia 
pervenuto, nel termine prescritto una o più delle valuta- 
zioni o\pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrut- 
ture,€ dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere 
la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; 
in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria 
proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni. 


5. Il progetto preliminare non è sottoposto a confe- 
renza di servizi. Il progetto preliminare, istruito 
secondo le previsioni del presente articolo, è approvato 
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il con- 
senso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presi- 
denti delle regioni e province autonome interessate, 
che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio 
si realizza l’opera. La pronuncia deve intervenire nei 
termini di cui al comma che precede, anche nel caso in 
cui i comuni interessati non si siano tempestivamente 
espressi. 


6. In caso di motivato dissenso delle regioni o pro- 
vince autonome interessate si procede come segue: 


a) per le infrastrutture di carattere interregionale 
o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto 
alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pub- 
blici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappre- 
sentanti della regione o provincia autonoma interes- 
sata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Mini- 
stero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei 
quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi 
del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, 
nel rispetto delle funzionalità dell’opera, la regione o 
provincia autonoma dissenziente avesse formulato 
all’atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che 
assume le proprie motivate definitive determinazioni 
entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa 
sede permanga il dissenso della regione o provincia 
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autonoma, alla approvazione del progetto preliminare 
si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presi- 
dente della Repubblica, previa deliberazione del Consi- 
glio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di com- 
petenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro 
delle attività produttive o altro Ministro competente 
per materia, sentita la Commissione parlamentare per 
le questioni regionali; 


b) per le altre infrastrutture ed insediamenti pro- 
duttivi, in caso di dissenso delle regioni o province 
autonome interessate, si provvede, entro i successivi 
sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito 
d’intesa tra il Ministero e la regione o provincia auto- 
noma interessata, ad una nuova valutazione del pro- 
getto preliminare e della eventuale proposta alternativa 
che, nel rispetto delle funzionalità dell’opera, la regione 
O provincia autonoma dissenziente avesse formulato 
all’atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul pro- 
getto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti propone al CIPE, d’intesa con la regione o 
provincia autonoma interessata, la sospensione della 
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di 
nuova valutazione in sede di aggiornamento del pro- 
gramma, ovvero l’avvio della procedura prevista in 
caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti pro- 
duttivi di carattere interregionale o internazionale. 


7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi 
delle vigenti norme, l’accertamento della compatibilità 
ambientale dell’opera e perfeziona, ad ogni fine urbani- 
stico ed edilizio, l’intesa Stato-regione sulla sua localiz- 
zazione, comportando l’automatica variazione4 degli 
strumenti urbanistici vigenti ed adottati; gli enti, locali 
provvedono alle occorrenti misure di salvaguatdia delle 
aree impegnate e delle relative eventuali) fasce di 
rispetto. Ai fini ambientali, si applica articolo 18, 
comma 6. 


8. Per tutte le infrastrutture, l’autoriZzazione di cui 
all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compi- 
mento di ricerche archeologiché), bonifica di ordigni 
bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata 
dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario 
delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle 
società incaricate della predetta attività anche prima 
della redazione del progetto preliminare. Le ricerche 
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle 
competenti soprintefdenze, che curano la tempestiva 
programmazione delle ricerche ed il rispetto della 
medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all’avvio 
delle opere. 


9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, 
sia necessaria, l’escavazione di cunicoli esplorativi, l’au- 
torizzazione“alle attività relative, ivi inclusa la installa- 
zione dei cantieri e la individuazione dei siti di depo- 
sito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, d’intesa con il presidente della regione o pro- 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 199 


vincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell’arti- 
colo 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta 
giorni dalla richiesta la autorizzazione è rimessa al 
CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, 
con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell’at- 
tività esplorativa, significativi a livello ambientale, 
sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio ai fini della procedura di valu- 
tazione di impatto ambientale. 


Art. A. 


Progetto definitivo - Pubblica utilità dell’opera 


1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è inte- 
grato da una relazione’ del progettista attestante la 
rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali 
prescrizioni dettate. in sede di approvazione dello stesso 
con particolare riferimento alla compatibilità ambien- 
tale ed alla localizzazione dell’opera. E corredato inol- 
tre dalla definizione delle eventuali opere e misure miti- 
gatrici e compensative dell’impatto ambientale, territo- 
riale e sociale. 


2. L’avvio del procedimento di dichiarazione di pub- 
blica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, 
o per,esso dal concessionario o contraente generale, ai 
privati interessati alle attività espropriative ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241; la comunicazione è 
effettuata con le stesse forme previste per la partecipa- 
zione alla procedura di valutazione di impatto ambien- 
tale dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consi- 
glio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine 
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di 
avvio del procedimento, i privati interessati dalle atti- 
vità espropriative possono presentare osservazioni al 
soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni 
conseguente determinazione. Le disposizioni del pre- 
sente comma derogano alle disposizioni degli articoli 
11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327. 


3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del sog- 
getto aggiudicatore, del concessionario o contraente 
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate 
dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulte- 
riori amministrazioni competenti a rilasciare permessi 
ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai 
gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di 
novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbli- 
che amministrazioni competenti ed i gestori di opere 
interferenti possono presentare motivate proposte di 
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto 
definitivo o di varianti migliorative che non modificano 
la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle 
opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristi- 
che prestazionali e delle specifiche funzionali indivi- 
duati in sede di progetto preliminare. Le proposte e 
richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di appo- 
sita Conferenza di servizi, convocata non prima di 
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trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei 
soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di 
novanta giorni di cui al presente comma. 


4.La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha 
finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previ- 
sioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 
1999, n. 241, in materia di Conferenza di servizi. Nei 
novanta giorni successivi alla conclusione della Confe- 
renza di servizi il Ministero valuta la compatibilità 
delle proposte e richieste pervenute entro il termine di 
cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministra- 
zioni competenti e dei gestori di opere interferenti con 
le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preli- 
minare approvato € formula la propria proposta al 
CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con 
eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto 
definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica 
utilità. 

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata 
con il voto favorevole della maggioranza dei compo- 
nenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, 
approvazione e parere comunque denominato e con- 
sente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi 
strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e atti- 
vità previste nel progetto approvato. In caso di dis- 
senso della regione o provincia autonoma, si provvede 
con le modalità di cui all’articolo 3, comma 6. Gli enti 
locali provvedono all’adeguamento definitivo degli ela- 
borati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di 
chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario 
o contraente generale di porre a disposizione gli elabo- 
rati a tale fine necessari. 


Art. 5. 


Interferenze 


1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni 
di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. alla programma- 
zione e gestione della risoluzione«delle interferenze alla 
realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo 
le previsioni del presente articolo, 


2. Il progetto preliminare è)rimesso, a cura del sog- 
getto aggiudicatore, agli énti gestori delle interferenze 
già note o prevedibili. Gliventi gestori hanno l’obbligo 
di verificare e segnalaàre-al soggetto aggiudicatore la 
sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime 
della infrastruttura o insediamento produttivo, di colla- 
borare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo 
del progetto delle\opere pertinenti le interferenze rile- 
vate e di dare-corso, a spese del soggetto aggiudicatore, 
alle attività-progettuali di propria competenza. 


3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione 
delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore 
e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine 
di novanta giorni di cui all’articolo 4, comma 3, nonché 
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dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e 
di quant’altro necessario alla risoluzione delle interfe- 
renze. 


4.I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture 
destinate al pubblico servizio devono rispettare il pro- 
gramma di risoluzione delle interferenze di cui al 
comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto 
definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di 
eventuali convenzioni regolanti. la risoluzione delle 
interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si 
impegni a mettere a disposizione in via anticipata le 
risorse occorrenti. 


5. In caso di mancato rispetto del programma di cui 
al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi 
del comma 2, il soggetto gestore ha l’obbligo di risar- 
cire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il con- 
seguente impedimento al regolare svolgimento dei 
lavori; il soggetto \aggiudicatore ha inoltre facoltà di 
attivare le procedure di cui all’articolo 25, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, \chiedendo al Prefetto, ovvero al Mini- 
stero, laXconvocazione, entro dieci giorni, del gestore 
inadempiente al programma di risoluzione delle inter- 
ferenze. 


Art. 6. 


Modalità di realizzazione 


1. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 19 della 
legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è 
oggetto di: 


a) concessione di costruzione e gestione; 


b) affidamento unitario a contraente generale. 


Art. 7. 


Concessione 


1. La concessione di costruzione e gestione di infra- 
strutture è regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bîis 
al 37-nonies, nonché dalle altre norme dettate in mate- 
ria dalla legge quadro, modificate ed integrate come 
previsto dal presente articolo. 


2.Il concessionario assume a proprio carico il 
rischio di gestione dell’opera. Il prezzo eventualmente 
da accordare al concessionario e la durata della conces- 
sione sono determinati, nel bando di gara, sulla base 
del piano economico finanziario e costituiscono, come 
previsto al successivo articolo 10, comma 4, parametri 
di aggiudicazione della concessione. Nella determina- 
zione del prezzo si tiene conto della eventuale presta- 
zione di beni e servizi da parte del concessionario allo 
stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera 
concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 
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3. Nei rapporti del concessionario con i propri 
appaltatori: 


a) il soggetto aggiudicatore può alternativamente: 


imporre al concessionario di affidare a terzi 
appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 
30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la 
facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale 
in sede di offerta. Detta percentuale minima deve figu- 
rare nel contratto; 


invitare i candidati a dichiarare la percentuale, 
ove sussista, del valore globale dei lavori che essi inten- 
dono affidare a terzi; 


b) le procedure di appalto del concessionario ed i 
rapporti dello stesso concessionario con i propri appal- 
tatori o con il proprio contraente generale, sono rego- 
late esclusivamente dalle: 


norme regolanti gli appalti del concessionario di 
cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giu- 
gno 1993; 


norme di qualificazione degli appaltatori e 
subappaltatori di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; 


verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti 
degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra 
concessionario e appaltatore o contraente generale 
sono rapporti di diritto privato disciplinati dal con- 
tratto e dalle norme del codice civile regolanti l’ap- 
palto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano 
le norme della legge quadro e del regolamento; 


c) i rapporti di collegamento del concessionario 
con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e 
regolati dall’articolo 3, comma 6, della medesima\diret- 
tiva 93/37/CEE. L'elenco limitativo di tali4imprese è 
unito alle candidature per la concessione. Taleelenco è 
aggiornato in funzione delle modifiche ‘che interven- 
gono successivamente nei collegamenti tra le imprese. 
Ove il concessionario si avvalga per\la realizzazione 
delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra 
concessionario e contraente generale si applicano i 
commi 7, 8 e 9 dell’articolo 9 del presente decreto. 
Ove il contraente generale sia\un’impresa collegata al 
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a 
terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero 
ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote 
predette dovrà avvenire con la procedura prevista per 
gli appalti del concessionario dalla direttiva 93/37/ 
CEE. 


4. Per le concessioni già affidate, relative ad infra- 
strutture, ovverQ\rinnovate e prorogate ai sensi della 
legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad 
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta 
per cento dei lavori. E fatto divieto ai soggetti di cui 
alcomma 2;lettera a), della legge quadro, di procedere 
ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di 
fuori delle ipotesi consentite dalla direttiva 93/37/ 
CEE, previo aggiornamento degli atti convenzionali 
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sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento 
deve essere data comunicazione al Parlamento. 


5. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli- 
cano anche alle concessioni, relative ad.\infrastrutture, 
già affidate al momento di entrata in vigore del pre- 
sente decreto e derogano agli articoli 24/e 25 della legge 
quadro. 


Art.68, 


Promotore 


1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico 
e, una volta istituito, sul sito informatico individuato 
dal Presidente del»Consiglio dei Ministri ai sensi del- 
l’articolo 24 della\legge 24 novembre 2000, n. 340, non- 
ché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la 
lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudi- 
catore ritiéne di sollecitare la presentazione di proposte 
da parte di promotori ai sensi dell’articolo 37-bis della 
legge quadro, precisando, per ciascuna infrastruttura, 
il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i 
promotori possono presentare le proposte nonché l’uf- 
ficio Competente a riceverle e presso il quale gli interes- 
sat? possono ottenere le informazioni ritenute utili. 


2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le 
proposte pervenute oltre la scadenza del termine. E 
comunque facoltà del promotore presentare proposta 
per opere per le quali non sia stato pubblicato l’avviso 
nei termini di cui all’articolo 37-bîs della legge quadro. 


3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di 
pubblico interesse ai sensi dell’articolo 37-ter della 
legge quadro, promuove, ove necessaria, la procedura 
di valutazione di impatto ambientale e quella di localiz- 
zazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 3. A tale fine, 
il promotore integra il progetto preliminare con lo stu- 
dio d’impatto ambientale e quant'altro necessario alle 
predette procedure. 


4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unita- 
mente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui 
all’articolo 3. Ove ritenga di non approvare la propo- 
sta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell’e- 
ventuale espletamento di una nuova istruttoria 0 per 
la realizzazione dell’opera con diversa procedura; in 
ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della 
integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiu- 
dicatore a norma del comma 3. 


5. La gara di cui all’articolo 37-quater della legge 
quadro è bandita entro un mese dalla delibera di 
approvazione del progetto preliminare da parte del 
CIPE ed è regolata dall’articolo 10 del presente decreto 
legislativo. 
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Art. 9. 


Affidamento a contraente generale 


1. Con il contratto di cui all’articolo 6, comma 1, let- 
tera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all’articolo 
19 della legge quadro, affida ad un soggetto dotato di 
adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione 
di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, 
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con 
qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze 
specificate nel progetto preliminare o nel progetto defi- 
nitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base 
di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in 
parte dopo l’ultimazione dei lavori. 


2. Il contraente generale provvede: 


a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle 
attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto 
aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello 
stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia 
stato posto a base di gara; 


b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega 
di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in 
assenza di un concessionario, può essere accordata al 
contraente generale; 


c) alla progettazione esecutiva; 


d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori 
ed alla loro direzione; 


e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’o- 
pera da realizzare; 


f) ove richiesto, alla individuazione delle modalità 
gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori; 


g) alla indicazione, al soggetto aggiùdicatore, del 
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle for- 
niture di materiale e di tutti gli altri\elementi utili a 
prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le 
forme stabilite tra quest’ultimo e,gli organi competenti 
in materia. 


3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 


a) alle attività necessari alla approvazione del 
progetto definitivo da parte”del CIPE, ove detto pro- 
getto non sia stato posto a base di gara; 


b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle 
varianti; 


c) alla alta\sorveglianza sulla realizzazione delle 
opere; 

d) al collaudo delle stesse; 

e) alla*stipulazione di appositi accordi con gli 
organi competenti in materia di sicurezza nonché di 


prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati 
alla verifica preventiva del programma di esecuzione 
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dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte 
le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le 
realizzano. 


4.Il contraente generale risponde nei confronti del 
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva ese- 
cuzione dell’opera, secondo le successive\previsioni del 
presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore 
e contraente generale sono regolati; per quanto non 
previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dal- 
l’integrazione del regolamento\di cui all’articolo 15, 
dalle norme della direttiva 93/37/CEE o del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n.158, dagli atti di gara e 
dalle norme del codice civile, regolanti l’appalto. 


5. Alle varianti del progetto affidato al contraente 
generale non si applicano»gli articoli 24 e 25 della legge 
quadro; esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE 
o dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle 
disposizioni seguenti: 


a) restano \a carico del contraente generale le 
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o inte- 
grare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed 
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano 
a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti 
indotte \\da forza maggiore, sorpresa geologica o 
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o 
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; 


b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il con- 
traente generale può proporre al soggetto aggiudica- 
tore le varianti progettuali o le modifiche tecniche rite- 
nute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di 
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può 
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tec- 
niche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e 
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel 
progetto posto a base di gara, o comunque determinino 
peggioramento della funzionalità, durabilità, manute- 
nibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino 
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore 0 
ritardo del termine di ultimazione. 


6. Il contraente generale provvede alla esecuzione 
unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente 
ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della 
società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del 
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto 
privato, cui non sono applicabili le norme della legge 
quadro e del relativo regolamento, salvo per quanto 
previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dalla 
integrazione del regolamento di cui all’articolo 15. Al 
contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiu- 
dicatore in forza delle normative comunitarie si appli- 
cano le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE, 
ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 


7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati 
direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta 
a norma del decreto del Presidente della Repubblica 
25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento 
a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del con- 
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traente generale devono a loro volta possedere i requi- 
siti di qualificazione prescritti dal predetto decreto del 
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e 
possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni 
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l’articolo 
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica ai pre- 
detti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede 
al contraente generale di individuare ed indicare, in 
sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non 
inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che 
il contraente generale prevede di eseguire mediante 
affidamento a terzi. 


8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli 
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente 
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le 
modalità previste per i lavori pubblici. 


9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente 
il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del 
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti 
la inadempienza del contraente generale, il soggetto 
aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione 
sui successivi pagamenti e procedere al pagamento 
diretto all’affidatario, nonché di applicare le eventuali 
diverse sanzioni previste in contratto. 


10. Per il compimento delle proprie prestazioni il 
contraente generale, ove composto da più soggetti, 
costituisce una società di progetto in forma di società, 
anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. 
La società è regolata dall’articolo 37-quinquies della 
legge quadro e dalle successive disposizioni del presente 
articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai sog- 
getti componenti il contraente generale, istituzioni 
finanziarie, assicurative e tecnico operative preventiva- 
mente indicate in sede di gara. La società Così costi- 
tuita subentra nel rapporto al contraente.‘ generale 
senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antima- 
fia e senza che il subentro costituisca cessione di con- 
tratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti 
componenti il contraente generale restano solidalmente 
responsabili con la società di progetto nei confronti 
del soggetto aggiudicatore per la\buona esecuzione del 
contratto. In alternativa, la società di progetto può for- 
nire al soggetto aggiudicatore ‘garanzie bancarie ed 
assicurative per la restituzione delle somme percepite 
in corso d’opera, liberando, in tal modo i soci. Tali 
garanzie cessano alla dataà>)di emissione del certificato 
di collaudo dell’opera/Il-capitale minimo della società 
di progetto è indicato\nel bando di gara. 


11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale 
cessione delle quote della società di progetto, fermo 
restando che i\soci che hanno concorso a formare i 
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare 
alla società ed a garantire, nei limiti del contratto, il 
buon adempimento degli obblighi del contraente gene- 
rale, sino a che l’opera sia realizzata e collaudata. L’in- 
gresso nella società di progetto e lo smobilizzo di par- 
tecipazioni da parte di istituti bancari ed altri investi- 
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tori istituzionali che non abbiano concorso a formare i 
requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in 
qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può 
opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente 
generale nell’ipotesi di cui all’articolo ‘26;/comma 5, 
della legge quadro. 


12. Il bando determina la quota di\valore dell’opera 
che deve essere realizzata dal contraente generale con 
anticipazione di risorse proprie edi. tempi ed i modi di 
pagamento del prezzo. Per il finanziamento della pre- 
detta quota, il contraente generale o la società di pro- 
getto possono emettere obbligazioni, previa autorizza- 
zione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti 
dell’articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudi- 
catore garantisce il( pagamento delle obbligazioni 
emesse, nei limiti del\proprio debito verso il contraente 
generale quale risultante da stati di avanzamento 
emessi ovvero daNconto finale o dal certificato di col- 
laudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggetto 
aggiudicatore possono essere utilizzate per la costitu- 
zione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla 
legislazione\yigente. Le modalità di operatività della 
garanzia di cui al terzo periodo del presente comma 
sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo 
Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell’e- 
lenco allegato allo stato di previsione del Ministero del- 
l'economia e delle finanze, di cui all’articolo 13 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 


13. Il contraente generale presta, una volta istituita, 
la garanzia globale di esecuzione di cui all’articolo 30, 
comma 7-bis della legge quadro, che deve comprendere 
la possibilità per il garante, in caso di fallimento o ina- 
dempienza del contraente generale, di far subentrare 
nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei 
requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal 
garante stesso. 


Art. 10. 


Procedure di aggiudicazione 


1. L’aggiudicazione delle concessioni e degli affida- 
menti a contraente generale avviene, a scelta del sog- 
getto aggiudicatore, mediante licitazione privata o 
appalto concorso; per la scelta della procedura non è 
richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici. 


2. Per l’affidamento delle concessioni si pone a base 
di gara il progetto preliminare; per l’affidamento a con- 
traente generale si pone a base di gara il progetto preli- 
minare ovvero quello definitivo. In ogni caso, per la 
procedura di appalto-concorso si pone a base di gara 
il progetto preliminare. 
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3.I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indi- 
care nel bando di gara, in relazione all’importanza e 
alla complessità delle opere da realizzare, il numero 
minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati 
a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di par- 
tecipazione superino il predetto numero massimo, i 
soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare 
redigendo una graduatoria di merito sulla base di cri- 
teri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni 
caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non 
potrà essere inferiore a cinque. 


4. L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 
avviene: 


al prezzo più basso ovvero 


all’offerta economicamente più vantaggiosa, indi- 
viduata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali: 


a) il prezzo; 
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; 
c) il tempo di esecuzione; 


d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 


e) per le concessioni, il rendimento, la durata 
della concessione, le modalità di gestione, il livello e i 
criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’u- 
tenza, nonché l’eventuale prestazione di beni e servizi 
a norma dell’articolo 7, comma 2; 


f) ulteriori elementi individuati in relazione al 
carattere specifico delle opere da realizzare. 


Il soggetto aggiudicatore menziona, nel capitolato 
d’oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudica- 
zione di cui prevede l’applicazione nell’ordinè, decre- 
scente dell’importanza che è loro attribuita: 


5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di 
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n, 158, si appli- 
cano, per quanto non previsto nel presente articolo, le 
norme di cui al decreto legislativo17 marzo 1995, 
n. 158. 


6. Per tutti gli altri soggetti\aggiudicatori si appli- 
cano, per quanto non previsto nel presente articolo, le 
norme di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio 
del 16 giugno 1993. 


7. Le predette disposizioni derogano agli articoli 2, 8, 
19, 20, 21, 23, 24 e 24della legge quadro. 


8. Per l’affidamento di servizi, anche di progetta- 
zione, pertinenti\le)infrastrutture, di ammontare supe- 
riore alla soglia:di applicazione della normativa comu- 
nitaria in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le 
norme di (cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 157, ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le 
norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 158; per gli stessi servizi non si applicano i commi 
10, 11 e 12 dell’articolo 17 della legge quadro. 
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Art. 11. 
Collaudo 


1. AI collaudo delle infrastrutture si provvede con le 
modalità e nei termini previsti dalla legge quadro. 


2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o com- 
plessità, il soggetto aggiudicatore\può autorizzare le 
commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di sup- 
porto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. 
Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le moda- 
lità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti,’ di concerto con il Mini- 
stro dell’economia e delle finanze. L’affidatario del sup- 
porto al collaudo non può avere rapporti di collega- 
mento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o ese- 
guito in tutto o in.parte l’infrastruttura. 


Art. 12. 


Risoluzione delle controversie 


1. Tuttevle controversie relative all'esecuzione dei 
contratti/la realizzazione delle infrastrutture possono 
essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al 
giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto 
nel,presente articolo, le disposizioni del codice di pro- 
cedura civile. 


2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudi- 
zio è demandato ad un collegio composto da tre 
membri. 


3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato 0 
nell’atto di resistenza, nomina l’arbitro di propria com- 
petenza scelto fra professionisti aventi particolare espe- 
rienza nella materia dei lavori pubblici. 


4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del col- 
legio arbitrale è nominato, d’accordo, dagli arbitri di 
parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministra- 
tivi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato nel 
caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro 
di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di 
una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, 
ad iniziativa della parte più diligente, provvede la 
camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all’articolo 
32 della legge quadro e successive modificazioni, sce- 
gliendo il terzo arbitro nell’albo previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554. 


5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del 
segretario in persona di propria fiducia e, quando 
occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, 
scelto nell’ambito dell’apposito elenco tenuto dalla 
camera arbitrale. 


6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati 


con il regolamento di cui all’articolo 15. 
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Art. 13. 


Insediamenti produttivi e infrastrutture 
private strategiche per l’approvvigionamento energetico 


1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture pri- 
vate strategiche inclusi nel programma sono opere pri- 
vate di preminente interesse nazionale; alla intesa 
Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni 
fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto 
ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento 
di ogni altro parere e permesso, comunque denomi- 
nato, necessario alla realizzazione degli insediamenti 
produttivi e delle infrastrutture private strategiche si 
provvede con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del 
presente decreto legislativo; contestualmente all’appro- 
vazione del progetto definitivo, ovvero con successiva 
eguale procedura, il realizzatore dell’insediamento pro- 
duttivo o dell’infrastruttura privata strategica può 
richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i per- 
messi necessari all’esercizio dell’insediamento stesso. 


2. Per la localizzazione, la VIA, l’approvazione dei 
progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle 
infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento 
energetico, incluse nel programma di cui all’articolo 1, 
si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 


3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessio- 
nario o contraente generale, trasmette al Ministero e 
al Ministero delle attività produttive, entro il termine 
di sei mesi dall’approvazione del programma, il pro- 
getto delle infrastrutture di competenza. Il progetto è 
trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rap- 
presentate nel CIPE ed alle ulteriori amministrazioni 
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni‘neces- 
sari alla realizzazione ed all’esercizio delle opere, non- 
ché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, l’opera ‘è ‘soggetta a 
VIA, il progetto contiene tutti gli elementi)necessari ai 
fini dello svolgimento delle relative procedure ed è cor- 
redato dallo studio di impatto ambientale che è reso 
pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evi- 
denzia con adeguato elaborato \cartografico le aree 
impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie 
misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è 
comunicato dal soggetto \aggiudicatore o, per esso, dal 
concessionario o contraente generale, ai privati interes- 
sati ai sensi della legge-7 agosto 1990, n. 241, con le 
stesse forme previste, per la VIA dall’articolo 5 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 
agosto 1988, n. 377 


4.Il Ministero ‘convoca una Conferenza di servizi 
entro trenta\giorni dal ricevimento del progetto. La 
Conferenza di servizi ha finalità istruttoria ed acquisi- 
sce gli atti ©1 documenti relativi alla realizzazione del 
progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che 
si conclude entro il termine perentorio di novanta 
giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di 
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opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate 
proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni 
all’atto della approvazione del progetto, o richieste di 
varianti che non modificano le caratteristiche essenziali 
delle opere e le caratteristiche prestazionali‘e funzionali 
individuate in sede di progetto. Entro i.quaranta giorni 
successivi alla conclusione della Conferenza di servizi 
il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute 
dalle amministrazioni competenti. dai gestori delle 
opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integra- 
zioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, 
o per esso dal concessionario)o contraente generale, e 
formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta 
giorni successivi, approva, con eventuali adeguamenti 
o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, l’opera è soggetta a 
VIA, si applicano /per l'approvazione del progetto le 
procedure di cui all'articolo 18. 


5. L'approvazione del CIPE è adottata a maggio- 
ranza dei compònenti con l’intesa dei presidenti delle 
regioni e dellexprovince autonome interessate. L’appro- 
vazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, 
ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla 
osta comunque denominato, costituisce dichiarazione 
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, 
e consente la realizzazione e l’esercizio delle infrastrut- 
ture strategiche per l’approvvigionamento energetico e 
ditutte le attività previste nel progetto approvato. In 
caso di dissenso della regione o provincia autonoma si 
provvede con le modalità di cui all’articolo 3, comma 6. 


6. Le funzioni amministrative previste dal presente 
decreto relative alla realizzazione e all’esercizio delle 
infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento 
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il 
Ministero delle attività produttive. 


7. Alle infrastrutture strategiche per l’approvvigiona- 
mento energetico si applicano le disposizioni di cui al 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 


8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti 
produttivi e le infrastrutture strategiche per l’approvvi- 
gionamento energetico si applica l’articolo 5 del pre- 
sente decreto legislativo. 


Art. 14. 


Norme în materia processuale 


1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia ammi- 
nistrativa che comunque riguardino le procedure di 
progettazione, approvazione e realizzazione delle infra- 
strutture ed insediamenti produttivi e relative attività 
di espropriazione, occupazione ed asservimento: 


a) l’udienza di merito del ricorso non richiede la 
domanda di fissazione ed avviene non più tardi del 
quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello 
stesso presso la segreteria del giudice competente; 
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b) la valutazione del provvedimento cautelare 
eventualmente richiesto deve tener conto delle proba- 
bili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli 
interessi che possono essere lesi, nonché del preminente 
interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’o- 
pera; nel concedere la misura cautelare il giudice non 
potrà prescindere dal motivare anche sulla gravità ed 
irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, 
il cui interesse dovrà comunque essere comparato con 
quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecu- 
zione delle procedure; 


c) per quanto non espressamente previsto dal pre- 
sente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 
23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 


2.In applicazione delle previsioni dell’articolo 2, 
comma 6, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, 
del 21 dicembre 1989, e 92/13/CEE del Consiglio, del 
25 febbraio 1992, la sospensione o l’annullamento giu- 
risdizionale della aggiudicazione di prestazioni perti- 
nenti alle infrastrutture non determina la risoluzione 
del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti 
aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli interessi 
o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione 
della reintegrazione in forma specifica. 


3. Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedi- 
mento di aggiudicazione ai controinteressati almeno 
trenta giorni prima della firma del contratto. 


Art. 15. 


Regolamento 


1. Il Governo provvede a modificare) ed integrare, 
con le modalità previste dalla legge. quadro, il regola- 
mento, nonché gli altri regolamenti emessi ai sensi 
della medesima legge quadro, con/l’emanazione delle 
ulteriori disposizioni necessarie, alla migliore realizza- 
zione delle infrastrutture, /assumendo come norme 
regolatrici il presente decreto legislativo, la legge delega 
e le normative comunitarievin materia di appalti di 
lavori, in quanto applicabili. Le predette norme si 
applicano alle amministrazioni dello Stato, agli enti 
pubblici nazionali ed ‘ai loro concessionari ed appalta- 
tori, nonché alle regioni, province autonome, province, 
città metropolitàne, comuni, e loro concessionari ed 
appaltatori limitatamente alle procedure di intesa per 
la approvazione’ dei progetti e di aggiudicazione delle 
infrastrutture; -per quanto non pertinente a queste pro- 
cedure si applicano a regioni, province autonome, pro- 
vince, città metropolitane, comuni e loro concessionari 
o appaltatori sino alla entrata in vigore di diversa nor- 
mativa regionale. 
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2. A norma dell’articolo 3 della legge quadro, i rego- 
lamenti emanati in esercizio della potestà di cui al 
comma 1 abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata 
in vigore, le norme di diverso contenuto precedente- 
mente vigenti nella materia. 


3. In particolare, con uno o più regolamenti, pos- 
sono essere disciplinate: 


a) le modalità di compimento, dell’istruttoria del 
progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di servizi 
di cui all’articolo 4 allo scopo convocata, e della atti- 
vità finalizzata alla risoluzione’delle interferenze; 


b) le modalità di ‘approvazione delle varianti al 
progetto definitivo approvato, assicurando la possibi- 
lità, per la regione o\provincia autonoma ed i Ministri 
partecipanti al CIPE; di verificare la natura e l’impatto 
delle stesse senza pregiudizi per la continuità dei lavori; 


c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione 
del presente deereto; 


d) l'istituzione di un sistema di qualificazione dei 
contraénti generali, le modalità di scelta del contraente 
generaleved i connotati principali del relativo rapporto 
contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli 
articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro ed assi- 
curando il rispetto delle normative comunitarie appli- 
cabili; 


e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal regolamento, necessari alla integrazione 
del progetto preliminare ai fini di cui al presente 
decreto legislativo; 


f) le norme procedurali per la risoluzione in via 
bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga 
agli articoli 31-bis e 32 della legge quadro. 


4. Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integra- 
tivi di cui al comma 1 si applica il regolamento in 
quanto compatibile con le norme della legge delega e 
del presente decreto legislativo; i requisiti di qualifica- 
zione e quant’altro non espressamente previsto dal 
regolamento sono individuati e regolati dal bando e 
dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della 
direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158. 


5. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto 
con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le proce- 
dure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insedia- 
menti industriali per la prevenzione e repressione di 
tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono 
posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti sta- 
biliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrut- 
ture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’eco- 


nomia e delle finanze. 
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Art. 16. 


Norme transitorie e derogatorie 


1. Nel caso in cui sia già stato redatto il progetto 
definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello 
stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudica- 
tore più opportuno ai fini della celere realizzazione del- 
l’opera, può procedersi all’attestazione di compatibilità 
ambientale ed alla localizzazione dell’opera sulla base 
del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di 
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia 
stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già 
affidata la realizzazione dello stesso, per l’affidamento 
a contraente generale il soggetto aggiudicatore può 
porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso 
il contraente generale assume l’obbligo di verificare il 
progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, 
fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell’arti- 
colo 9. 


2. Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture sia 
già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizza- 
tiva, approvativa o di valutazione di impatto ambien- 
tale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i 
soggetti aggiudicatori possono richiedere l’interruzione 
della medesima procedura optando per l’avvio unitario 
delle procedure disciplinate dal presente decreto legi- 
slativo, ovvero proseguire e concludere la procedura in 
corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui al 
presente decreto legislativo, possono essere utilizzate 
quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche 
di conferenza di servizi già compiute ovvero incorso. 


3. In sede di prima applicazione delle presenti norme 
i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla 
concessione, l’affidamento a contraente generale per la 
realizzazione dei progetti di importo superiore a due- 
centocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, 
uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri 
sistemi di collegamento europei; complessità dell’inter- 
vento tale da richiedere un’unica logica realizzativa e 
gestionale, nonché estrema complessità tecnico-orga- 
nizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effet- 
tuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
Ferma restando l’applicazione delle semplificazioni 
procedurali di cui al presente decreto, i progetti che 
non abbiano le carattefistiche sopra indicate sono rea- 
lizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva 
ed esecuzione, in uno © più lotti ovvero con appalto di 
sola esecuzione ove, sia stato predisposto il progetto 
esecutivo. E comùnque consentito l’affidamento in con- 
cessione. 


4. Le norme del presente decreto non derogano le 
previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novem- 
bre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive 
modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure 
speciali per la salvaguardia di Venezia. 
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5. Le procedure di approvazione, finanziamento e 
affidamento previste dal presente decreto legislativo si 
applicano all’attraversamento stabile dello Stretto di 
Messina, inserito nel programma, anche in, deroga alle 
previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La 
società Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le 
previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, 
n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in 
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 23 gennaiò 1998, costituisce sog- 
getto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legisla- 
tivo. 


6. Per la realizzazione» delle infrastrutture di loro 
competenza, i soggetti\aggiudicatori, ivi compresi i 
commissari straordinari di Governo, anche in liquida- 
zione, nominati in* virtù di disposizioni diverse da 
quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con 
riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli 
elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti 
di loro adeguamento alle previsioni della legge delega 
e del presente\decreto legislativo. 


7. Per i\procedimenti relativi agli insediamenti pro- 
duttivive alle infrastrutture strategiche per l’approvvi- 
gionamento energetico di cui all’articolo 13, in corso 
alla, data di entrata in vigore del presente decreto, è 
data facoltà al richiedente di optare per l’applicazione 
della normativa stabilita nel decreto stesso, ferma 
restando l’efficacia degli atti compiuti relativamente 
agli stessi procedimenti. 


Capo II 


PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE DELLE GRANDI OPERE 


Art. 17. 


Campo di applicazione 


1. Il presente capo, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disci- 
plina la procedura per la valutazione di impatto 
ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, 
limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti 
produttivi soggetti a tale procedura a norma delle 
disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 della 
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 
1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 
Consiglio, del 3 marzo 1997. 


2. Il procedimento di valutazione di impatto ambien- 
tale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad 
esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è 
concluso, secondo le previsioni del presente capo, 
prima dell’avvio dei lavori. 
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3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa 
nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in 
seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo 
stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 
24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione 
sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri 
interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garanti- 
scono il diritto alla informazione sull’intervento e sulla 
eventuale deroga. 


4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi 
soggetti a screening o valutazione di impatto ambien- 
tale regionale, il provvedimento di compatibilità 
ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da 
esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dal- 
l’articolo 3. 


5. Con successivo decreto legislativo sarà regolata la 
procedura di autorizzazione ambientale integrata per 
gli insediamenti produttivi. 


Art. 18. 


Procedure 


1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui 
all’articolo 17, comma 1, è eseguita nel rispetto delle 
finalità indicate nell’articolo 6 del decreto del Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988/n.\377, 
e lo studio di impatto ambientale è redatto aisensi 
delle norme tecniche di cui al decreto del«Presidente 
del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 e 
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 
1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme ‘previste dalle 
procedure vigenti. 


2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese 
lo studio di impatto ambientale, che deve comprendere 
dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, 
alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione 
di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo 
smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve 
redigere una relazione-sui metodi di previsione utiliz- 
zati per la valutazione ‘dell’impatto ambientale e delle 
misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente 
compensare effetti\negativi rilevanti del progetto sul- 
l’ambiente, nonché, consegnare un riassunto non tec- 
nico delle informazioni trasmesse ed indicare le even- 
tuali difficoltà riscontrate. 


3. Il progetto comprendente lo studio di impatto 
ambientale, relativo ad una delle opere di cui all’arti- 
colo 17, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente 
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. 
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4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territo- 
rio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria com- 
petenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse 
dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi 
e termini di cui all’articolo 9 della legge*$ luglio 1986, 
n. 349. 


5. Il Ministro dell’ambiente e della ‘tutela del territo- 
rio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo 
di tutela culturale o paesaggistica» il Ministro per i beni 
e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data 
di presentazione della documentazione da parte del 
soggetto aggiudicatore o. dell’autorità proponente, 
provvedono ad emettere la. valutazione sulla compatibi- 
lità ambientale dell’opera, comunicandola alle regioni 
interessate ed al Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti nonché, per le\opere di cui all’articolo 13, anche 
al Ministro delle/attività produttive. Il Ministro del- 
l’ambiente e della. tutela del territorio a tale fine si 
avvale della commissione prevista dall’articolo 19. 


6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è 
adottato .dal CIPE, contestualmente all’approvazione 
del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
o del Ministro per i beni e le attività culturali, l’ado- 
zione del provvedimento di compatibilità ambientale è 
demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede 
nella prima riunione utile successiva. Sul progetto defi- 
nitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4. 


Art. 19. 


Contenuto della valutazione di impatto ambientale 


1. La valutazione di impatto ambientale individua gli 
effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue prin- 
cipali alternative, compresa l’alternativa zero, sul- 
l’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque 
di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul pae- 
saggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui 
beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed 
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizza- 
zione e l’esercizio delle opere e degli impianti. 


2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio, è istituita, entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, una commissione 
speciale di valutazione di impatto ambientale, compo- 
sta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra pro- 
fessori universitari e professionisti particolarmente 
qualificati in materie progettuali, ambientali, economi- 
che e giuridiche, nonché tra dirigenti della pubblica 
amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabi- 
lite le modalità per la durata, l’organizzazione ed il fun- 
zionamento dell’organismo. Con successivo decreto del 
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Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
da emanare annualmente, sono stabiliti i compensi 
spettanti al presidente ed ai componenti della commis- 
sione, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3. 


3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle 
risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma del- 
l’articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza 
oneri per il bilancio dello Stato. 


Art. 20. 


Compiti della Commissione speciale VIA 


1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica 
di cui all’articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla pre- 
sentazione del progetto da parte del soggetto propo- 
nente, esprime il proprio parere sul progetto assogget- 
tato alla valutazione dell’impatto ambientale. 


2. Ove la Commissione verifichi l’incompletezza 
della documentazione presentata, il termine indicato al 
comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie 
integrazioni. 


3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni 
dall’apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto 
aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste inte- 
grazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si 
ritiene negativo. 


4. La Commissione ha, altresì, il compito di verifi- 
care la ottemperanza del progetto definitivo alle) pre- 
scrizioni del provvedimento di compatibilità\ambien- 
tale e di effettuare gli opportuni controlli ‘sull’esatto 
adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui 
al decreto di compatibilità ambientale. 


5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente 
diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce 
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
che può disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione 
fatta dal soggetto aggiudicatorè» concessionario o con- 
traente generale, l'aggiornamento dello studio di 
impatto ambientale e latnuova pubblicazione dello 
stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni 
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. 


6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni 
presi ovvero modifiche del progetto che comportino 
significative variazioni dell'impatto ambientale, la 
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore 
di adeguare l’opera e, se necessario, richiede al CIPE 
la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione 
ambientale a spese del responsabile, nonché l’adozione 
dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 
della legge 8 luglio 1986, n. 349. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 199 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addi 20 agosto 2002 
CIAMPI 


BERLUSCONI, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 


LUNARDI, Ministro delle 
infrastrutture e dei tra- 
sporti 


TREMONTI, Ministro dell’eco- 
nomia e delle finanze 


Marzano, Ministro delle 
attività produttive 


MATTEOLI, Ministro  del- 
l'ambiente e della tutela 
del territorio 


URBANI, Ministro per i beni 
e le attività culturali 


Pisanu, Ministro dell’in- 
terno 

CASTELLI, Ministro della 
giustizia 


LA LoGcgia, Ministro per 
gli affari regionali 


Visto, il Guardasigilli: CASTELLI 


NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- 
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana- 
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di faci- 
litare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rin- 
vio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui tra- 
scritti. 


— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblica- 
zione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). 
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Nota al titolo: 


— L'argomento della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è riportato 
nelle note alle premesse. 


Note alle premesse: 


— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente: 


«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri 
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». 


«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e 
rappresenta l’unità nazionale. 


Può inviare messaggi alle Camere. 


Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riu- 
nione. 


Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo. 


Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i 
regolamenti. 


Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 


Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati 
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle 
Camere. 


Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo 
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deli- 
berato dalle Camere. 


Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
Può concedere grazia e commutare le pene. 
Conferisce le onoreficenze della Repubblica». 


— L'art. 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 200%; n, 443 
recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insedia- 
menti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle atti- 
vità produttive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale_27 dicembre 
2001, n, 299, S.O., così recita: 


«2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribu- 
zioni costituzionali delle regioni, entro dodici\mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, uno \o più decreti legislativi 
volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizza- 
zione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del 
comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale, 
limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto 
del disposto dell’art. 2 della direttivavn. 85/337/CEE del Consiglio 
del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva n. 97/11/CE del 
Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche 
in deroga agli articoli 2, da.7)a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37- 
bis, 37-ter e 37-quater dellalegge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge 
che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive 
comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 


a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare 
e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e 
gli insediamenti di cui al comma 1; 


b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di 
quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autoriz- 
zatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non 
superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, 
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell’opera 
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d’intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a 
tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati e, 
ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la 
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare 
il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini, perentori per 
la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici 'e*privati con pre- 
visione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva 
risoluzione; 


c) attribuzione al CIPE, integrato dai\presidenti delle regioni 
interessate, del compito di valutare le/proposte dei promotori, di 
approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecu- 
zione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori 
ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera 
e, ove prevista, della VIA istruita‘ dal)competente Ministero. Il Mini- 
stero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le 
proposte ed assicura il supporto, necessario per l’attività del CIPE, 
avvalendosi, eventualmente, divuna apposita struttura tecnica, di 
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui 
all’art. 13 del decreto-legge, 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con 
modificazioni, dalla legge\23 maggio 1997, n. 135; 


d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di 
servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le ammini- 
strazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque 
denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio 
di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modifi- 
cano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le 
prescrizioni\e varianti migliorative proposte in conferenza sono valu- 
tate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo; 


e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel 
rispetto delle direttive dell’Unione europea, della realizzazione delle 
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o 
Concessionario; 


£) disciplina dell’affidamento a contraente generale, con riferi- 
mento all’art. 1 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio del 14 giu- 
gno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera 
rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il 
contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche 
per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed è qualificato per 
specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, 
per l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del 
finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in 
parte con mezzi finanziari privati per la libertà di forme nella realiz- 
zazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di risul- 
tato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiu- 
dicatore e per l’assunzione del relativo rischio; previsione dell’ob- 
bligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate 
garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell’opera o di 
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti; 


g) previsione dell’obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel 
caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, 
di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di 
scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime 
derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli 
aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria; 


h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in 
materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli 
stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a 
favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli stru- 
menti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente 
generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabi- 
lità, possa liberamente affidare a terzi l’esecuzione delle proprie pre- 
stazioni con l’obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione anti- 
mafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previ- 
sione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi del- 
l’art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la par- 
tecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative 
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già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura 
di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbliga- 
zionari ai sensi dell’art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero 
di avvalersi di altri strumenti finanziari con la previsione del relativo 
regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudi- 
catori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per 
la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legi- 
slazione vigente; 


i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di 
una migliore realizzazione dell’opera, il regolare assolvimento degli 
obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali 
abbia affidato l’esecuzione di proprie prestazioni; 


I) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a 
gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della 
stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in 
corso d’opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un 
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell’opera, 
anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso 
soggetto aggiudicatore relativamente all’opera realizzata, nonché 
della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 
trenta anni in relazione alle caratteristiche dell’opera, e di consentire 
al concessionario di affidare a terzi i lavori con il solo vincolo delle 
disposizioni della citata direttiva n. 93/37/CEE relative agli appalti 
del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in 
sede di gara a norma della medesima direttiva; 


m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle con- 
cessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di 
nuove concessioni; 


n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, 
appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme 
di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegra- 
zione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimo- 
niali della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale; 


o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere 
entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche 
esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di sup- 
porto alle commissioni di collaudo. 


3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito 
il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legi- 
slativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Com- 
missioni parlamentari che si pronunciano entro trenta giorni dalla 
richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere 
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, 
nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e 
criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il*régolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 21+dicembre 1999, n. 554, 
in conformità alle previsioni della presente“legge e dei decreti legisla- 
tivi di cui al comma 2.». 


— L'art. 8 del decreto legislativo 28\agosto 1997, n. 281, recante 
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per- 
manente per i rapporti tra lo Stato, le)regioni e le province di Trento 
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse 
comune delle regioni, delle provincie e dei comuni, con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
30 agosto 1997, n. 202, così recita: 


«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è uni- 
ficata per le materié\ed,i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province, deiscomuni e delle comunità montane, con la Confe- 
renza Stato-regiohi. 


2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta 
dal Presidente»del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mini- 
stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte 
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione 
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, 
il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei 
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comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - 
UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti 
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi- 
gnati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei 
quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città 
individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n-4142,/Alle riunioni 
possono essere invitati altri membri del Governo; nonché rappresen- 
tanti di amministrazioni statali locali o di enti pubblici. 


3. La Conferenza Stato-città ed autonomie’ locali è convocata 
almeno ogni tre mesi e comunque in tutti i.casi il presidente ne ravvisi 
la necessità o qualora ne faccia richiestaA4l presidente dell’ANCI, del- 
l’UPI o dell’UNCEM. 


4. La Conferenza unificata di.cui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri.\Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno» 


Note all'art. 1. 


— Il testo dell’artY1, comma I, della legge 21 dicembre 2001, 
n. 443, è il seguente: 


«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle 
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insedia- 
menti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da rea- 
lizzare per la, modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L’individua- 
zione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, 
formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni inte- 
ressate} ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri compe- 
tenti, e inserito nel documento di programmazione economico-finan- 
Ziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realiz- 
zazione. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici 
di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di rie- 
quilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il pro- 
gramma tiene conto del piano generale dei trasporti. L’inserimento 
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel piano 
generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. 
Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, lettera i-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti 
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima 
applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE 
entro il 31 dicembre 2001.». 


— Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle note alla 
premessa. 


— Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle note alle 
premesse. 


— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «Legge quadro in 
materia di lavori pubblici» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario. 


— Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle note alle 
premesse. 


— La lettera b) dell’art. 1 della direttiva n. 93/37/CEE del Con- 
siglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. L 199 del 9 agosto 1993, così recita: 


«Ai fini della presente direttiva: 
a) (omissis); 


b) si considerando «amministrazioni aggiudicatrici» lo Stato, 
gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le asso- 
ciazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di 
tali organismi di diritto pubblico. Per «organismo di diritto pubblico» 
si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificata- 
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mente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o 
commerciale dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finan- 
ziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territo- 
riali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione 
sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui 
organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito 
da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti 
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elen- 
chi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, 
che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente let- 
tera, figurano nell’allegato I. Questi elenchi devono essere quanto 
più completi possibile e possono subire revisioni secondo la proce- 
dura di cui all’art. 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodi- 
camente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi; 


— L'art. 2 della legge 17 marzo 1995, n. 158, recante «Attua- 
zione delle direttive 90/531/CEE e 93/83/CEE relative alle procedure 
di appalti nei settori esclusi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario, così recita: 


«Art. 2 (Soggetti aggiudicatori). — 1. Sono soggetti aggiudica- 
tori: 


a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province auto- 
nome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti 
pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque 
denominati e loro associazioni; 


b) le imprese pubbliche; 


c) i soggetti privati che per l’esercizio delle attività di cui agli 
articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi. 


2. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i sog- 
getti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente o 
indirettamente, un’influenza dominante perché ne hanno la proprietà, 
o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conse- 
guenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l’in- 
fluenza dominante su un’impresa è presunta quando, rispetto ad essa, 
i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono 
la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la mag- 
gioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o 
hanno il diritto di nominare più della metà dei membri0del\consiglio 
d’amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale 
della stessa. 


3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, 
regolamento o in virtù di una concessione o ‘altro provvedimento 
amministrativo avente l’effetto di riservare ad uno o più soggetti l’e- 
sercizio delle attività di cui agli articoli da_3 a/6. 


4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti spe- 
ciali o esclusivi in particolare quando: 


a) abbia la potestà di avvalersi)di procedure espropriative o di 
imposizione di servitù per la realizzazione delle reti e delle strutture 
indicate negli articoli da 3 a 6x0 per l’installazione dei relativi 
impianti; 


b) nel settore di cui all’art. 3, approvvigioni di acqua potabile, 
gas, energia elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari 
di diritti speciali o esclusivi». 


— Per la legge Il febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note 
all’art. 1. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive 
modificazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, 
n. 98, supplemento ordinario. 
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Note all'art. 2: 


— Per la legge n. 443/01 (legge delega), si veda nelle note alla 
premessa. 


— Il comma 1 dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- 
riennale dello Stato (legge finanziaria 2002), pubblicata nella Gaz- 
zetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, così fecità: 


«1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrut- 
ture e delle opere di grandi dimensionira, livello regionale e locale, 
individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, 
per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istitu- 
zioni finanziarie, a favore di soggetti \pubblici e privati ai quali fanno 
carico gli studi, la progettazione;%la realizzazione e la gestione delle 
opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, 
anche di finanza di progetto.di\prestazioni di garanzie e di assun- 
zioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggio- 
ranza né comunque di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
civile». 


— L'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure 
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli 
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, 
nonché disposizioni per il riodino degli enti previdenziali», pubbli- 
cata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento 
ordinario, cosìrecita: 


. «Art-7 (Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto). — 1. 
E istituita, nell’ambito del CIPE, l’Unità tecnica - Finanza di pro- 
getto; di seguito denominata «Unità». 


2.)L’Unità ha il compito di promuovere, all’interno delle pubbli- 
che. amministrazioni, l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infra- 
strutture con ricorso a capitali privati anche nell’ambito dell’attività 
dî verifica prevista all’art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle 
commissioni costituite nell’ambito del CIPE su materie inerenti al 
finanziamento delle infrastrutture. 


3. L’Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici 
nell’attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere sod- 
disfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali pri- 
vati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all’art. 14, 
comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica- 
zioni. 

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano 
richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-eco- 
nomica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi del- 
l’art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifica- 
zioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione 
delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dal- 
l’art. 37-quater della citata legge n. 109 del 1994. 


5. L’Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi 
individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici. 


6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le moda- 
lità organizzative dell’ Unità. 


7. L’organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte 
tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di 
comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato 
sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che 
operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario € 
giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 


8. I componenti dell’ Unità sono nominati con decreto del Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, 


del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i 
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Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e del- 
l’ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati 
per una sola volta. 


9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro- 
grammazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai 
componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo 
funzionamento. 


10. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, 
determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità 
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma- 
zione economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accanto- 
namento relativo al medesimo Ministero. 


11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull’at- 
tività dell'Unità e sui risultati conseguiti». 


— L'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta Uffi- 
ciale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, così recita: 


«Art. 57 (Finanza di progetto). — 1. AI fine di garantire il rag- 
giungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programma- 
zione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con 
gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni 
statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa 
per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni del- 
l’unità tecnica-finanza di progetto, di cui all’art. 7 della legge 17 mag- 
gio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con delibera- 
zione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata 
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con 
deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Confe- 
renza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di\incentiva- 
zione all’utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le ammi- 
nistrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell’u- 
nità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal pre- 
sente articolo». 


— L'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante: 
«Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71,4e convertito in legge, con 
modificazioni dalla legge 23 maggio 1997,;yn. 135, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119, così recita: 


«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). — 1. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono 
individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche 
indirettamente o con apporto\di capitale, in tutto o in parte o cofìi- 
nanziati con risorse dell’Unione europea, di rilevante interesse nazio- 
nale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, 
già appaltati o affidati in’concessione o comunque ricompresi in una 
convenzione quadro) oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, 
pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, 
risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. Con(il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri da pùbblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima 
applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è 
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre- 
sente decreto. 
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2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubbli- 
cazione dell’elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti 
adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari per- 
ché l'esecuzione dell’opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi 
gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 


3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale-delle opere di cui 
al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta 
giorni dalla richiesta. 


4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il 

commissario straordinario di cui al comma\l provvede in sostituzione 
degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strut- 
ture. 
In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicu- 
rare la tempestiva esecuzione sono)comunicati dal commissario 
straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni 
dalla ricezione, può disporne la>sospensione, anche provvedendo 
diversamente; trascorso tale»\termine e in assenza di sospensione, i 
provvedimenti del commissario) sono esecutivi. 


4-bis. Per l’attuazione. degli interventi di cui ai precedenti commi 
i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione 
vigente e nel rispettocomunque della normativa comunitaria sull’affi- 
damento di appalti\di)lavori, servizi e forniture, della normativa in 
materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio 
storico, artistico e.monumentale, nonché dei principi generali dell’or- 
dinamento. 


4-ter» I\provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti 
devono contenere l’indicazione delle principali norme cui si intende 
derogare e’devono essere motivati. 


4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il 
pronto avvio o la pronta ripresa dell’esecuzione dell’opera commissa- 
riata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svol- 
gimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progetta- 
zione, ai soggetti di propria fiducia di cui all’art. 17, comma 1, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in 
deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell’art. 17 
della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto 
disposto dall’ultimo periodo del citato comma 4. 


5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini- 
stro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, 
in luogo della prosecuzione dell’esecuzione delle opere di cui al 
comma 1, l’utilizzazione delle somme non impegnabili nell’esercizio 
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizza- 
zione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in 
uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, commi 
2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 


6. AI fine di assicurare l’immediata operatività del servizio tec- 
nico di cui all’art. 5, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e suc- 
cessive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta 
ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla 
regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in 
deroga all’art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per 
esami di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque 
amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all’art. 5, 
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 


7. AI relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l’anno 1997 ed 
in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante 
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utiliz- 
zando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l’accantonamento relativo 
al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli 
anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consi- 


glio dei Ministri. 
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7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suc- 
cessivo al decreto di cui al comma I, saranno stabiliti i criteri per la 
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di 
cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte 
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1». 


Note all'art. 3: 


— Il testo dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legisla- 
tive e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica uti- 
lità», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, sup- 
plemento ordinario, è il seguente: 


«Art. 11 (L-R) (La partecipazione degli interessati). — 1. Al pro- 
prietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato 
all’esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l’avviso del- 
l’avvio del procedimento: 


a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore 
per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti 
giorni prima della delibera del consiglio comunale; 


b) nei casi previsti dall’art. 10, comma 1, almeno venti giorni 
prima dell'emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esi- 
genze di celerità del procedimento; 


c) nei casi previsti dall’art. 12, comma 1, lettera c), l’avviso di 
avvio del procedimento è comunicato agli interessati alle singole 
opere previste dal progetto, dandone altresì pubblico avviso su uno 
o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati pos- 
sono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che ven- 
gono valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive deter- 
minazioni. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le dispo- 
sizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprie- 
tario dell’area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approva- 
zione degli strumenti urbanistici. 


3. Qualora il vincolo preordinato all’esproprio sorga dall’inseri- 
mento dell’opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario 
dell’area va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento di approva- 
zione del medesimo programma». 


— Il testo dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legisla- 
tive e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supple- 
mento ordinario, è il seguente: 


«Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del\progetto). — 1. Per le 
operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie 
per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua 
variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attua- 
zione delle previsioni urbanistiche/e per la progettazione di opere 
pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, pos- 
sono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata. 


2. Chiunque chieda il rilascio dell’autorizzazione deve darne 
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali 
civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprieta- 
rio del bene, così come risulta dai registri catastali, nonché al suo 
possessore, se risulti conosciuto. L’autorità espropriante tiene conto 
delle eventuali osservazioni formulate dal proprietario o dal posses- 
sore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può 
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori 
dieci giorni dalla, data in cui è stata notificata o comunicata la richie- 
sta di introdursi nella altrui proprietà. 


3. L’autorizzazione indica i nomi delle persone che possono 
introdursi nell’altrui proprietà ed è notificata 0 comunicata mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni 
prima dell’inizio delle operazioni. 
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4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle 
operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. 


5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l’autorizza- 
zione di cui al comma I è rilasciata entro trenta giorni dall’approva- 
zione del progetto ai sensi dell’art. 12 e si estende ‘alle ricerche 
archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla\bonifica dei siti 
inquinati». 


Note all'art. 4: 


— La legge 7 agosto 1990, n. 241,\recante: «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
18 agosto 1990, n. 192. 


— L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
10 agosto 1988, n. 377, recante» «Regolamentazione delle pronunce 
di compatibilità ambientale.\di,cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, 
n. 349, recante istituzione ‘\del Ministero dell'ambiente e norme in 
materia del danno ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
31 agosto 1988, n. 304xè il seguente: 


«Art. 5 (Pubblicità). — 1. Contestualmente alla comunicazione 
di cui al comma»3 dell’art. 2, il committente di opere di cui all’art. 1 
provvede alla/pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella regione 
o provincia dutonoma territorialmente interessata e su un quotidiano 
a diffusione\nazionale, di un annuncio contenente l’indicazione dell’o- 
pera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto. 
Il comimittente provvede altresì al deposito di una o più copie del 
progetto e degli elaborati della comunicazione così come definiti 
all’art. 2, presso il competente ufficio della regione o provincia auto- 
noma/interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico. 
Leregioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre- 
sente decreto, individuano gli uffici di cui al comma 2 provvedendo 
anche alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e ad 
una adeguata informazione al pubblico.». 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, vedi nota all’art. 3. 


— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota all’art. 4. 


Note all'art. 5: 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, si veda nelle note all’art. 3. 


Note all'art. 6: 


— Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 si veda alle note all’art. 1. 


Note all'art. 7: 


— Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 si veda alle note 
all'art. 1. 


— Per la Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si veda nelle 
note all’art. 1. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, 
n. 34, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di qualifi- 
cazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive mbdificazioni», è 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 
29 febbraio 2000, n. 49. 


— Per la legge I1 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note 
all'art. 1. 
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— Per la Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si veda nelle 
note dell’art. 1. 


Note all'art. 8: 


— L'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante 
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione 
di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999», 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, è il 
seguente: 


«Art. 24 (Gare informatiche e supporto ai programmi informatici 
delle pubbliche amministrazioni). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 
2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i 
bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce 
altresì le necessarie modalità applicative. 


2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 
sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle 
società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pub- 
blici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa 
nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici. 


3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al 
comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo infe- 
riore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce 
ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di 
regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti 
salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici 
previsti dalle leggi vigenti. 


4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le proce- 
dure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli stru- 
menti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare 
ai fini dell’acquisizione in via elettronica ed informatica di beni € 
servizi. 


5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei*parteci- 
panti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplifica- 
zione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità’ di col- 
laudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte. 


6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatiz- 
zazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresà l’assistenza ai 
soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministra- 
zione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui'al comma 19 del- 
l’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 che è collocato presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in-posizione di autonomia 
amministrativa e funzionale, ai sensi dell’art.)7 del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi. i primi due periodi del mede- 
simo comma 19 dell’art. 17 della legge n»127 del 1997. 


7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente 
articolo sono ricomprese negli ofdinari stanziamenti di bilancio. 


8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi 
statuti e delle relative norme di attuazione». 


— Per la legge Ml febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note 
all’art. 1. 


Note all'art. 9: 
— Per la-legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note 
all'art. 1. 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, si veda nelle note all’art. 3. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 199 


— Per la Direttiva 93/37/CEE si veda nelle note all’art. 1. 


— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle 
note all’art. 1. 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 
2000, n. 34, si veda nelle note all’art. 7. 


— L'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove 
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e 
di altri gravi forme di manifestazioni di peficolosità sociale» pubbli- 
cata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n. 69, è il seguente: 


«Art. 18. — 1. Possono presentare ‘offerte o comunque parteci- 
pare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi 
e categorie sono iscritte all’albo nazionale dei costruttori le imprese 
singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa 
vigente. 


2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono 
tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 


3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel 
bando di gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori 
categorie, relative abtutte le altre lavorazioni previste in progetto, 
anch’esse con ilrelativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi 
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, 
ferme restando.le vigenti disposizioni che prevedono per particolari 
ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda 
la categoria,con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, 
della légge)23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappal- 
tabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie 
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L’affida- 
mento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condi- 
zioni: 


1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso 
di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano 
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o 
concedere in cottimo; 


2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 


3) che al momento del deposito del contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certifi- 
cazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 
di cui al numero 4) del presente comma; 


4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se 
italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della 
Comunità europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e 
classiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subap- 
palto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti 
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle 
imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è suffi- 
ciente per eseguire i lavori pubblici l’iscrizione alla camera di com- 
mercio, industria, artigianato e agricoltura; 


5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subap- 
palto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 


3-bis. Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante 
deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subap- 
paltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti 0, 
in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmet- 
tere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
nei loro confronti copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore 
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano 
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all'’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo 
importo e con proposta motivazione di pagamento. 


3-ter. [In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto 
o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall’appaltatore all’atto del- 
l’offerta, previa autorizzazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri 
soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), 
del presente articolo]. 


4. L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere 
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudi- 
cazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 


5. [Il contratto tra l’impresa appaltatrice e quella subappalta- 
trice deve essere trasmesso in copia autentica all’amministrazione 
o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla 
data del contratto stesso]. 


6. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indi- 
cati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i 
dati di cui al comma 3, numero 3). L’appaltatore di opere pubbliche 
è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in 
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 
è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette 
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo 
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all’amministrazione 
o ente committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assi- 
curativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al 
comma 8. L’appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici 
trasmettono periodicamente all’amministrazione o ente committente 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché 
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva. 


8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese 
esecutrici l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il 
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale. piano è 
messo a disposizione delle autorità competenti preposte allé\verifiche 
ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto%a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, /al fine di ren- 
dere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compati- 
bili tra loro e coerenti con il piano presentato/dall’appaltatore. 
Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa 6 di consorzio, 
detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale 
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei 
lavori. 


9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve 
allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento 
a norma dell’art. 2359 del codice,civile con l’impresa affidataria del 
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effet- 
tuata da ciascuna delle imprese \partecipanti nel caso di associazione 
temporanea, società o consorzio) La stazione appaltante provvede al 
rilascio dell’autorizzazione/entro trenta giorni dalla relativa richiesta, 
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giu- 
stificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa. 


10. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto 
non può formarevoggetto di ulteriore subappalto. 


11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si appli- 
cano anche alle/associazioni temporanee di impresa e alle società 
anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 
19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate 
non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché 
alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti 
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pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si 
applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l’asso- 
ciante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti 
in appalto. 


12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto 
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedono l’impiego di manodopera, quali le, forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 
cento dell’importo dei lavori affidati o di/importo superiore a 
100.000 ECU e qualora l’incidenza del costovdella manodopera e del 
personale sia superiore al 50 per cento dell’împorto del contratto da 
affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori 
salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture 
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o 
subappaltatore, per la posa in opera 0 il montaggio, può avvalersi di 
imprese di propria fiducia per le\quali non sussista alcuno dei divieti 
di cui al comma 3, numero ‘$). È fatto obbligo all’appaltatore di 
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati 
per l’esecuzione dell’appalto;il nome del subcontraente, l'importo 
del contratto; l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 


13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8,9 e 10 si appli- 
cano anche ai casi in.cui, in base alla normativa vigente, la presenta- 
zione di una offerta o comunque l’affidamento, singolarmente ovvero 
con imprese iscritte all’albo nazionale dei costruttori, è consentita ad 
imprese la chi‘attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elen- 
cate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all’albo nazionale 
dei costruttori. 


14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai 
commi,5, 6 e 7 non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai 
lavori/pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in 
vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno 
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la dispo- 
sizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all’iscrizione all’albo 
nazionale dei costruttori, non si applica e l’affidamento in subappalto 
ed in cottimo può essere autorizzato dall’ente o dalla stazione appal- 
tante, fermo restando l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 21, 
secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 64%. 


— L'art. 2410 del codice civile così recita: 


«Art. 2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni). — La società 
può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non 
eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio 
approvato. 


Tale somma può essere superata: 


1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immo- 
bili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi; 


2) quando l’eccedenza dell’importo delle obbligazioni rispetto 
al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti 
dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, 
ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico 
dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le 
annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di 
credito per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi 
e l’ammortamento delle relative obbligazioni fino all’estinzione delle 
obbligazioni emesse. 


Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia 
nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento del- 
l'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le 
garanzie previste nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, 
delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. 
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari 
categorie di società». 
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— L'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma 
di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di 
bilancio» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, 
è il seguente: 


«Art. 13 (Garanzie statali). — In allegato allo stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie princi- 
pali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti». 


Note all'art. 10: 


— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle 
note all’art. 1. 


— Per la direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si veda nelle 
note all’art. 1. 


— Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note 
all’art. 1. 


— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attua- 
zione direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» 
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, supple- 
mento ordinario. 


— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle 
note all’art. 1. 


Note all'art. 12: 


— Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note 
all’art. 1. 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 
1999, n. 554, si veda nelle note all’art. 1. 


Note all'art. 13: 


— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all’art. 4. 


— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ago- 
sto 1988, n. 377, si veda nelle note all’art. 4. 


— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; si,veda nelle 
note all’art. 1. 


Note all'art. 14: 


— L'art. 23-bis della legge 6 dicembre (1971, n. 1034, recante 
«Istituzione dei tribunali amministrativi regionali», pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314, Così recita: 


«Art. 23-bis — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano nei giudizi davanti agli/organi di giustizia amministrativa 
aventi ad oggetto: 


a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di inca- 
richi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse con- 
nesse; 


b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, 
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, 
ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, 
nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropria- 
zione delle aree (destinate alle predette opere; 


c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, 
affidamento ed'esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi 
1 bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti; 


d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indi- 
pendenti; 
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e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o 
di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla 
costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istitu- 
zioni ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 


f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del 
Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; 


g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli 
connessi concernenti la formazione il funzionamento degli organi. 


2. I termini processuali previsti sono»rtidotti alla metà, salvo 
quelli per la proposizione del ricorso. 


3. Salva l’applicazione dell’art. 26, quarto comma, il tribunale 
amministrativo regionale chiamato\a )pronunciarsi sulla domanda 
cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero dispo- 
sta l’integrazione dello stesso ai sensi dell’art. 21, se ritiene ad un 
primo esame che il ricorso evidenzi l’illegittimità dell’atto impugnato 
e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordi- 
nanza la data di discussione. nel merito alla prima udienza successiva 
al termine di trenta giorni\dalla data di deposito dell’ordinanza. In 
caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale ammini- 
strativo regionale, oveil Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di 
primo grado, la pronùnzia di appello è trasmessa al tribunale ammi- 
nistrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale 
ipotesi, il termine, di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento 
dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo 
regionale che ne.dà avviso alle parti. 


4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare 
documenti, entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal rice- 
vimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono deposi- 
taré memorie entro i successivi dieci giorni. 


5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità 
ed\urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di 
Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i 
profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole pro- 
babilità sul buon esito del ricorso. 


6. Nei giudizi di cui al comma |, il dispositivo della sentenza è 
pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza, mediante depo- 
sito in segreteria. 


7. Il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza 
del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui 
al comma Il è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi 
giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di 
ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza, proporre 
appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del disposi- 
tivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla 
notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della 
pubblicazione della sentenza. 


8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione 
della sentenza appellata». 


— L'art. 2, comma 6 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio 
del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regola- 
mentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di 
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forni- 
ture di lavori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale legge n. 395 del 
30 dicembre 1989, è il seguente: 


«6. Gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul 
contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione dell’appalto sono 
determinati dal diritto nazionale. Inoltre, salvo nel caso in cui una 
decisione debba essere annullata prima della concessione di un risar- 
cimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la stipu- 
lazione di un contratto in seguito all’aggiudicazione dell’appalto, i 
poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino 
alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da 
una violazione». 
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— La direttiva 92/13/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, 
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministra- 
tive relative all’applicazione dell norme comunitarie in materia di 
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli 
enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano 
nel settore delle telecomunicazioni, è pubblicata nella Gazzetta Uffi- 
ciale legge 76 del 23 marzo 1992. 


Note all'art. 15: 


— Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note 
all'art. 1. 


— Per la direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si veda nelle 
note all’art. 1. 


— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle 
note all’art. 1. 


Note all'art. 16: 


— La legge 16 aprile 1973, n. 171, recante «Interventi per la sal- 
vaguardia di Venezia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 
1973, n. 117. 


— La legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi 
per la salvaguardia di Venezia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
3 dicembre 1984, n. 332. 


— La legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante «Interventi per la 
salvaguardia di Venezia e delle sua laguna» è pubblicata nella Gaz- 
zetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42. 


— La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento 
viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente», è pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8. 


— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 
1998, recante «Alienazione della partecipazione del Tesoro nella 
B.N.L. S.p.a. ovvero nella società che risulterà dalla integrazione 
con il Banco di Napoli S.p.a.», è pubblicato nella Gazzett&\Ufficiale 
2 febbraio 1998, n. 26. 


Note all'art. 17: 


— Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle note alla 
premessa. 


— L'art. 2 della direttiva 85/337/CEE=dél Consiglio del 27 giu- 
gno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di deter- 
minati progetti pubblici e privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
legge n. 175 del 5 luglio 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/ 
CEE del Consiglio del 3 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Uffi- 
ciale legge n. 73 del 14 marzo 1997, è il seguente: 


«Art. 2.— “I. Gli Stati membri adottano le disposizioni neces- 
sarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti 
per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare 
per la loro natura, le lorò dimensioni o la loro ubicazione, sia previ- 
sta un’ autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti pro- 
getti sono definiti nell’art, 4”. 


2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle 
procedure esistenti, di autorizzazione dei progetti negli Stati membri 
ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da 
stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva. 


“2-bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica 
per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della diret- 
tiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione 
e il controllo integrati dell’inquinamento. 
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3. Fatto salvo l’art. 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, pos- 
sono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposi- 
zioni della presente direttiva.” 


In questi casi gli Stati membri: 


a) esaminano se sia opportuna un'altra forma.di valutazione e se 
si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così rac- 
colte; 


b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informa- 
zioni relative a tale esenzione e le ragioni\per cui è stata concessa; 


c) informano la Commissione, prima’ del rilascio dell'autorizza- 
zione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono 
le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cit- 
tadini. 


La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti 
agli altri Stati membri. 


La Commisione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all’appli- 
cazione del presente paragrafo». 


— La legge 24febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Ser- 
vizio nazionale della-protezione civile», è pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 17 marzo, 1992, n. 64, supplemento ordinario. 


Note all'art.\18: 


— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ago- 
sto/1988y n. 377, si veda nelle note all’art. 4. 


-— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicem- 
bre 1988, recante «Norme tecniche per la redazione degli studi di 
impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità 
di cui all’art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, 
n. 377, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1989, n. 4. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, 
n. 348, recante «Regolamento recante norme tecniche concernenti 
gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere», è pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240. 


— L'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione 
del Ministero dell’ambiante e norme in materia di danno ambien- 
tale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, sup- 
plemento ordinario, è il seguente: 


«Art. 9. — 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle mate- 
rie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle 
norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle 
attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla pre- 
sente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferi- 
mento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed 
agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale 
funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o 
con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente. 


2. Il Ministro dell’ambiente emana le direttive concernenti le 
attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, 
esercitate, ai sensi dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambien- 
tali. 


3. Il Ministro dell’ambiente, in caso di persistente inattività degli 
organi regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, sentita la 
regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale 
dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell’ammini- 
strazione regionale. 
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4. Il Ministero dell’ambiente e le amministrazioni regionali sono 
tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento 
delle proprie funzioni». 


Note all'art. 19: 


— L'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante «Norme 
per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per 
interventi in materia di opere a carattere ambientale», pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114, supplemento ordina- 
rio, è il seguente: 


«Art. 27 (Interventi in materia ambientale). — 1. Per le maggiori 
esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione 
dell’impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il 
cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione 
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro- 
posta del Ministro dell’ambiente, per le relative verifiche tecniche, 
anche in corso d’opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed 
operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il ver- 


GIANFRANCO TATOZZI, direttore 
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samento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata 
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma- 
zione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente, ad apposito 
capitolo dello stato di previsione del Ministero déll’ambiente per 
essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valuta- 
zione ambientale. 


— L'obbligo di versamento di cui al comma)l del presente arti- 
colo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in 
vigore della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui 
all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349». 


Note all'art. 20: 
— Per la legge 8 luglio 1986,,n. 349, si veda nelle note all’art. 18. 
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FRANCESCO NOCITA, redattore 


(5651489/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


cap località libreria indirizzo pref. |tel. fax 

95024 | ACIREALE (CT) CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via Caronda, 8-10 095 | , 7647982| 7647982 
00041 | ALBANO LAZIALE (RM) |LIBRERIA CARACUZZO Corso Matteotti, 201 06) 9320073| 93260286 
70022 | ALTAMURA (BA) LIBRERIA JOLLY CART Corso Vittorio Emanuele, 16 080| 3141081 3141081 
60121 | ANCONA LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6 071| 2074606) 2060205 
84012 | ANGRI (SA) CARTOLIBRERIA AMATO Via dei Goti, 4 081| 5132708| 5132708 
04011 | APRILIA (LT) CARTOLERIA SNIDARO Via G. Verdi, 7 06| 9258038| 9258038 
52100 | AREZZO LIBRERIA IL MILIONE Via Spinello, 51 0575 24302 24302 
52100 | AREZZO LIBRERIA PELLEGRINI Piazza S. Francesco; 7 0575 22722 352986 
83100 | AVELLINO LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30/32 0825 30597 248957 
81031 | AVERSA (CE) LIBRERIA CLA.ROS Via L. Da Vinci, 18 081| 8902431 8902431 
70124 | BARI CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, 9 080| 5042665| 5610818 
70122 | BARI LIBRERIA BRAIN STORMING Via.Nicolai, 10 080| 5212845| 5235470 
70121 | BARI LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI Via Crisanzio, 16 080| 5212142| 5243613 
82100 | BENEVENTO LIBRERIA MASONE Viale Rettori, 71 0824 316737 313646 
13900 | BIELLA LIBRERIA GIOVANNACC Via Italia, 14 015| 2522313 34983 
40132 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM Via Ercole Nani, 2/A 051| 6415580| 6415315 
40124 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITff DEL DIRITTO Via delle Tovaglie, 35/A 051| 3399048| 3394340 
20091 | BRESSO (MI) CARTOLIBRERIA CORRIDONI Via Corridoni, 11 02| 66501325| 66501325 
21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4 0331 626752 626752 
93100 | CALTANISETTA LIBRERIA SCIASCIA Corso Umberto I, 111 0934 21946 551366 
81100 | CASERTA LIBRERIA GUIDA 3 Via Caduti sul Lavoro, 29/33 0823 351288 351288 
91022 | CASTELVETRANO (TP) |CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106/108 0924 45714 45714 
95128 | CATANIA CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via F. Riso, 56/60 095 430590 508529 
88100 | CATANZARO LIBRERIA NISTIC Via A. Daniele, 27 0961 725811 725811 
84013 | CAVA DEI TIRRENI (SA) | LIBRERIA RONDINELLA Corso Umberto |, 245 089 341590 341590 
66100 | CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Asinio Herio, 21 0871 330261 322070 
22100 | COMO LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA Via Mentana, 15 031 262324 262324 
87100 | COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A 0984 36910 23110 
87100 | COSENZA BUFFETTI BUSINNESS Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 408763 408779 
50129 | FIRENZE LIBRERIA PIROLA gi° ETRURIA Via Cavour 44-46/R 055| 2396320 288909 
71100 | FOGGIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21 0881 722064 722064 
06034 | FOLIGNO (PG) LIBRERIA LUNA Via Gramsci, 41 0742 344968 344968 
03100 | FROSINONE L'EDICOLA Via Tiburtina, 224 0775 270161 270161 
21013 | GALLARATE (VA) LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Puricelli, 1 0331 786644 782707 
16121 | GENOVA LIBRERIA GIURIDICA Galleria E. Martino, 9 010 565178| 5705693 
95014 | GIARRE (CT) LIBRERIA LA SENORITA Corso Italia, 132/134 095 934279| 7799877 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 

cap località libreria indirizzo pref. |tel. fax 

73100 [LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO Via Palmieri, 30 0832 241131 303057 
74015 | MARTINA FRANCA (TA) |TUTTOUFFICIO Via C. Battisti, 14/20 080 | , 4839784| 4839785 
98122 | MESSINA LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cavour, 55 090 710487 662173 
20100 | MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA 1.P.Z.S. Galleria Vitt. Emanuele Il, 11/15 02 865236 863684 
20121 | MILANO FOROBONAPARTE Foro Buonaparte, 53 02| 8635971 874420 
70056 | MOLFETTA (BA) LIBRERIA IL GHIGNO Via Campanella, 24 080| 3971365| 3971365 
80139 [NAPOLI LIBRERIA MAJOLO PAOLO Via C. Muzy, 7 081 282543 269898 
80134 | NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO Via Tommaso Caravita, 30 081| 5800765| 5521954 
80134 | NAPOLI LIBRERIA GUIDA 1 Via Portalba, 20/23 081 446377 451883 
80129 [NAPOLI LIBRERIA GUIDA 2 Via Merliani,,118 081 5560170| 5785527 
84014 |NOCERA INF. (SA) LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO Via Fava, 51 081 5177752 5152270 
28100 | NOVARA EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32/34 0321 626764 626764 
35122 | PADOVA LIBRERIA DIEGO VALERI Via\Roma, 114 049| 8760011 8754036 
90138 | PALERMO LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE P.za V.E. Orlando, 44/45 091 6118225 552172 
90138 | PALERMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Piazza E. Orlando, 15/19 091 334323 6112750 
90128 | PALERMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Via Ruggero Settimo, 37 091 589442 331992 
90145 | PALERMO LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO |Via Galileo Galilei, 9 091|] 6828169| 6822577 
90133 [PALERMO LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, 185 091 6168475| 6172483 
43100 | PARMA LIBRERIA MAIOLI Via Farini, 34/D 0521 286226 284922 
06121 | PERUGIA LIBRERIA NATALE SIMONELLI Corso Vannucci, 82 075| 5723744| 5734310 
29100 | PIACENZA NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro Novembre, 160 0523 452342 461203 
59100 [PRATO LIBRERIA CARTOLERIA GORI Via Ricasoli, 26 0574 22061 610353 
00192 | ROMA LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E/F/G 06| 3213303| 3216695 
00195 | ROMA LIBRERIA MEDICHINI,CLODIO Piazzale Clodio, 26 A/B/C 06| 39741182| 39741156 
00161 | ROMA L'UNIVERSITARIA Viale Ippocrate, 99 06| 4441229| 4450613 
00187 | ROMA LIBRERIA /GODEL Via Poli, 46 06| 6798716) 6790331 
00187 | ROMA STAMPERIA REALE DI ROMA Via Due Macelli, 12 06| 6798716) 6790331 
45100 | ROVIGO CARTOLIBRERIA PAVANELLO Piazza Vittorio Emanuele, 2 0425 24056 24056 
84100 | SALERNO LIBRERIA GUIDA 3 Corso Garibaldi, 142 089 254218 254218 
63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP).|.L'IBRERIA LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, 38 0735 587513 576134 
07100 | SASSARI MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE Piazza Castello, 11 079 230028 238183 
96100 | SIRACUSA LA LIBRERIA Piazza Euripide, 22 0931 22706 22706 
10121 | TORINO LIBRERIA DEGLI UFFICI Corso Vinzaglio, 11 011 531207 531207 
10122 | TORINO LIBRERIA GIURIDICA Via S. Agostino, 8 011 4367076| 4367076 
21100 | VARESE LIBRERIA PIROLA Via Albuzzi, 8 0332 231386 830762 
37122 | VERONA LIBRERIA L.E.G.1.S. Vicolo Terese, 3 045| 8009525| 8038392 
36100 | VICENZA LIBRERIA GALLA 1880 Viale Roma, 14 0444 225225 225238 


MODALITÀ PER LA VENDITA 
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - =» 06 85082147; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l’importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. 
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i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili 


Euro : ni : i Euro 
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi Tipo D - Abbonamento ai fascicoli (della serie speciale 
tutti i supplementi ordinari: destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: 
SANNUALO! i Nani LR 271,00 - annuale Li... AI 56,00 
=SOMOASTTAle Lato aa Lr SS RS 154,00 «semestrale: cs; visi gi RZ i in 35,00 
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 


inclusi i supplementi ordinari contenenti i 


provvedimenti legislativi: destinata ai concorsi.indetti dallo Stato e dalle altre 


pubbliche amministrazioni: 


“annuale ......... 00 222,00 «annuale... 3A iii a 142,00 
- semestrale ........ 00 123,00 «Eemestralo: AA Na, ie RE 77,00 
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti 
i provvedimenti non legislativi: Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie 
“annuale: ori TAI 61,00 generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i 
- semestrale .............. LL 36,00 provvedimenti, legislativi e non legislativi ed ai 
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte - ANNUAfe Li... 586,00 
costituzionale: =: SOMOSIO: 1 ii RTRT 316,00 
1 Semestrale 111111111171107/11/1111111/111). 3700 || | Tio FI Abbonamento ai fascicoli della serie generale 
a ; ar 1 a inclusi i supplementi ordinari contenenti i 
Tipo € - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle 
destinata agli atti delle Comunità europee: quattro serie speciali (escluso il tipo A2): 
“ BMNUAlO: +, Pitt E e i RATA 145,00 “annuale. Celio ssi zii sgluztula estos 524,00 
“SEMOSTralo isa iii RR 80,00 - semestrale i... 277,00 
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento/ della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà 
anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002. 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale... Vee 0,77 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, Il e III, ogni{ 16 pagine o frazione . 0,80 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami»... 1,50 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione... 0,80 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . 0,80 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . 0... 0,80 
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento:annuale:.; zii: tica Lan eni Ra a ae alia 86,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . f.le 0,80 
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento:annuale: intatto ati i CS sei ER RR RARE RE o e aree Si 55,00 
Prezzo di-vendita:di'un fascicolo: separato: ... iii TERE FEE PA E A UA I ALE RE PE RE 5,00 
PARTE SECONDA - INSERZIONI 
Abbonamento:annuale:3.ia foi boia dra NR arl a ielaedlusa Dea dlira boa retina anita 253,00 
Abbonamiento:semestrale: ;.c. iti te ian Rella aan ea Re i re ei pra e ai le 151,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine 0 frazione... eee 0,85 
Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi 
‘Abbonamentosannuofs:%. ratio Leon evita ae A ua ii 188,00 
Abbonamento annuo per Regioni, Province e COMUNI . LL... eee eee 175,00 
Volume:separato? >. 04 a ipa dalai a aaa re lede a 17,50 
TARIFFE INSERZIONI 
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi) 
Inserzioni Commerciali per ogni riga, 0 frazione di riga... 20,24 
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga... eee 7,95 


| supplementi straordinari non.sono compresi in abbonamento. 
| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, 
compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L’importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’invio dei 
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla 
relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni, ‘prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivol- 
gersi direttamente ‘all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite Ufficio inserzioni Numero verde 
«».800-864035 - Fax 06-85082520 «=» 800-864035 - Fax 06-85082242 «>» 800-864035 


| I | | | | | | | | | € 1,60 
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